निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, गोंदिया 
या कार्यालयाच्या प्रशासकीय इमारतीच्या 
बांधकामास प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीजीटी- १०२४/प्र.क्र.२७/राउश्ु-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : ०४ जुले, २०२४. 


वाचा :- १) शासन परिपत्रक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र. संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२ 
दि.२५.०९.२०१९. 
२) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.बीजीटी १०२१/प्र.क.२५९/राउझ्ु-१ दि.१०.०१.२०२३. 
३) सह आयुक्त (प्रशासन), राज्य उत्पादन शुल्क, मुंबई यांचे क्र. MVHS ११२०२१/ 
इ.दुरुस्ती/सहा, दि. ०९.०१.२०२४ चे पत्र. 


शासन निर्णय:- 

निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, गोंदिया कार्यालयाच्या गोंदिया विभागाच्या नझूल शीट क्र.१, 
भुखंड क्र. ७, जयस्तंभ चौक, गोंदिया या जागेवर जुनी प्रशासकीय इमारत कमकुवत झाली असल्याने 
त्याच ठिकाणी कार्यालयाची नवीन प्रशासकीय इमारत बांधकामासाठी सोबतच्या अंदाजपत्रकीय 
विवरणपत्रानुसार रु. ३,३५,८७,१८१/-(अक्षरी तीन कोटी पस्तीस लाख सत्तेऐंशी हजार एकशे एक्याऐंशी 
रुपये फक्त) इतक्या रक्कमेच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


२. सदर आदेश वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८ भाग-पहिला, उपविभाग-पाच मधील 
अ.क्र.१ अन्वये महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४- अन्वये प्रशासकीय 
विभागास दिलेल्या अधिकारानुसार मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. सदर प्रकल्पावर होणारा खर्च मागणी क्र. एच-८ मुख्य लेखाशिर्ष “४०५९- सार्वजनिक 
बांधकामावरील भांडवली खर्च, (१५) दारूबंदी व राज्य उत्पादन शुल्क, (१५) (०१) मोठी बांधकामे 
(कार्यक्रम) (४०५९ १०३३)- ५३ मोठी बांधकामे या लेखाशिर्षाखाळी उपलब्ध होणाऱ्या तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा व त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०७०४१७२०४१८३२९ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्ानुसार व नावाने, 
RAVINDRA 
DIGAMBARRAO AUTE =i 
(रविंद्र औटे) 
सहपत्र :- Recapitulation Sheet उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by Ri 


प्रत, 


१. मा.मंत्री (Tea) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी- १०२४/प्र.क्र.२७/राउशु-१ 


२. अपर मुख्य सचिव, Wey यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

३. महालेखापाल- महाराष्ट्र १, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयत), मुंबई/नागपूर. 
४. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

५. विभागीय उपायुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, नागपूर. 

६. अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, गोंदिय. 

७. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, इमारती-१/अर्थ-२, मंत्रालय, मुंबई. 

८. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर. 

९. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, गोंदिया. 

१०. कक्ष अधिकारी, गृह विभाग/अर्थ-२, मंत्रालय, मुंबई. 

११. निवडनस्ती-राउझु १. 
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शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी- १०२४/प्र.क्र.२७/राउशु-१ 


शासन निर्णय क्र. बीजीटी १०२४/प्र.क्र.२७/राउशु-१, दि. ०४.०७.२०२४ सोबतचे सहपत्र 


RECAPITULATION SHEET 
क्यो Particulars of Scope Unit Rate Norms Cost Rs. 
Rs Per (Sqmt./Meter/LumpSum etc.) Component Wise Total 
; 1 | ee a | 4 | | 5 | 6 
(A) ESSENTIAL ITEMS (Components) 
; 1 | (a) Building proper (Built Up Area - Sq.m) 
Basement Sqm | 00 | per sqmt | 0 
Stilt Floor Sqm ; 00 | per sqmt | 0 
Ground Floor of Taluka Level Excise duty office Sqm 500.60 per sqmt 15018000 
Sub total (a) 15018000 
(b) fuel gas pipeline lump sum(b) | 00 | 
(c) Biodigester lump sum(c) | 0 | 
(d) Roof /Rain water Harvesting lump sum(c) | 0 
(e) Solar roof top lump sum(c) | 0 | 
(f) Ramp for Handicapped lump sum(c) | 00 | 
(g) Furniture lump sum(c) 2000000 
sub total (a+b+c+d+e+f+g) 17018000 
; 2 | water supply & sanitary work 5% on total of (a) 750900 
Sub total (2) 750900 
; 3 | (a) Electrification 
Internal 5% of (a) 750900 
External 6% of (a) 901080 
fire Fightening arrangement lump sum 500000 
Sub total (3a) 2151980 
(B) Other Electrical Items 
i) Generator 62.5 KVA capacity ump sum | 0 _| 
ii) Supply charges of MSEDCL (MSEB) ump sum ; 00 | 
iii) Externals area lighting ump sum ; 00 | 
iv) Solar Energy system/Renewal ump sum ; 00 | 
४) Lifts ump sum ; 00 | 
vi) Air Conditioning/Central Cooling ump sum ; 00 | 
vii) Transformer/Electric Sub-station etc ump sum ; 00 | 
viii) CCTV ump sum ; 00 | 
ix) Any other Eletrical item (Pls Speify) ump sum ; 00 | 
Sub total (B) | 00 | 
Total Electrical Sub Total-(3)= (3a)+(3b) 2151980 
Sub-Total (A) = 1+2+3 19920880 
(B) MISCELLANEOUS Civil ITEMS 
i) compond wall &gate (Rmt) Rmt per Rmt 2500000 
ii) internal Road pat way etc sqmt sqmi fi 
iii) Dismanting existiing Building km per km 1500000 
iv) parking Rmt per Rmt | 0 _| 
v) Rataining Wall per sqm | 0 
vi) land scraping/Gardening lum sum | 0 
vii) soil investigation & detailed land survey lum sum | 0 
viii) C.C. drain At Road Side & for sanitary disposal per km | 0 
Sub total (B) = atddition of i to xii 4000000 4000000 
(C) OPTIONAL ITEMS 
1.under ground water tank for rain water harvesting lump sum | 0 
2.water main storage pump house 2 bore well lump sum 500000 
3. air conditioning lump sum ; 00 | 
4.Lift Installation lump sum | 00 | 
5. External toilets lump sum ; 00 | 
6. AB Roon, Area lightening, pumps, genrators lump sum ; 00 | 
7. CCTV lump sum 
Sub total (C) 500000 500000 
PROJECT COST (P)= (A+B+C) 24420880 
(D) OTHER PROVISIONS 
i. Contigencies 4% FOR Contingencies on (@ 600720 
ii. Green Building Concept (5% of total civil cost) 5% on total @ 750300 
iii. Price escalation 10% 10% on (P) 2442088 
iv. GST 18% on total of (P) 4395758 
v. Architecture Services (3 to 5%) Add 3 to 5% on (P) 732626 
vi. Add labour insurance 17 % on (P) 244205 
Sub total (D) 9166301 
TOTAL COST OF PROJECT A+B+C+D (TPC) 33587181 
SAY IN LAKH 335.87 


RAVINDRA DIGAMBARRAO AUTE 
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